ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ನ 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ 
ವಿಜ್ಞಾನಗಳ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 
ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಐಷ್ಟು 
ಏಕರೆ ಜಮಿೀನೆ ಮಂಜೂರು 


ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ಯಾವಾಗ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡೆಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಳೆಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗೆಳೇಮ; 
ಕಾಮಗಾರಿ ನೆಲಸಗಳನ್ನು 
ಯಾವಾಗ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು? 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
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ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ: ಆಕುಕ 195 ಎಂಪಿಎಸ್‌ 2006 (ಭಾ), 
ದಿನಾಂಕ: 1808.2007ರಂತೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಅರ್ಜಕೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಜೀವ್‌ 
ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗೆಳೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ಒಟ್ಟು 216 
ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಪ್ಯೇ 71 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟಿ 
ಜಮಿೀನನ್ನು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ, ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ 
ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿರ್ಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಹಸಾಂತರಿಸಲು ಆಜೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಕುಕ 117 ಎಂಪಿಎಸ್‌ 2007 (ಭಾಗ- 
ಬ, ದಿನಾಂಕ: 14052007ರನ್ಮಯ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಸು 
ಅರ್ಜ್‌ಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಜ್ನಾನ 
ಮೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಮತ್ತು ಇತೆರೆ ಪೂರಕ 
ಕೆಟ್ಟಡೆಗಳೆ' ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿಶಾತೈೆಸ 
ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡೆಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಶ್ಯವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಮಿಣನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ 
ರೈತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಣಿ ಹೊಡಿಮ್ದ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವ್ರೆ 
ಫೆಲ ಜಮೀನಿಗೆ ಶಡೆಯಾಜ್ಞಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 


ವಿವಾದ ರೆಹಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಸ್ಕತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಲು K5ಗ॥್ಣಂರಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ಸತ ಯೋಜನಾ 
ಪರದಿಯು ಸ್ಟೀಕೃತವಾದ ಸಂತರ ವನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೆಲು ಕಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಬಿಷಾದಿತ ಜಯಿನಿಗೆ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಖಪ್ರೆ ನೀಡಿರುವ 
ತೆರವುಗೂಳಿಸಲು ಕ್ಷಮಕ್ಕೆಗೊಳೆಲಾಗುತಿದೆ. 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಸ್ಯ 
ತೆಡೆಯಾಜ್ಜಿಯನ್ನು 


ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಂ 
ಈಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಜಿವರು 


